11/1/2021 SGDOC 


MEMO N. : 57/2021 


MAT. : Envía dos (2) actas de registro visita a 
terreno efectuada el día 16 de diciembre. 


EN plo - Restauración Iglesia San Santiago de 


Belen - Restauración Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnamar 


E Arica, 11/01/2021 


ARICA Y PARINACOTA 


Ha REGIO P.M AL 








DOCUMENTO ELECTRONICO 


DE  : BRUNO BOGGION! - Profesional DIPLAN - División de Planificación y Desarrollo Regional 
A : Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 


Jefatura DIT: 

Karla junto con saludar, se procede a adjuntar para su registro Acta de visita a terreno efectuada el 
día 16 de diciembre, con destino a: 

- Restauración Iglesia San Santiago de Belen, Código bip 40002912-0 

- Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, código bip 40003075-0 


Se expresa preocupación por comentarios de profesionales responsables de FAMSV que advierten 
para ambas iglesias dificultades en la capacidad económica para lograr el termino de las partidas 
comprometidas, por lo que se sugiere coordinación con DIPIR y DIPLADER para lograr cumplimiento 
de convenio vigente. Inspector Fiscal tiene que exigir el cumplimiento de proyectos aprobado por 
CMMN, ingresado a MINVU y validado por Convenio entre GORE y FAMSV, situación que se describe 
complejo tras los comentarios recepcionados en la primera vista a terreno. 

Se expresa que a la fecha no se entrega cumplimiento a los descrito en resolución afecta 0063/2019 
y resolución afecta 0078/2019, producto de modificaciones de plazos, modificación de proyecto 
aprobado por CMN, modificación de partidas e incorporación de partidas, que ajustan o modifican 
convenios primitivos que se entienden vigentes según registro que se posee en expediente de 
proyecto que conforma y custodia Inspector Fiscal. 

Se solicita a su persona el poder coordinar entre jefaturas para contar con carta Gantt vigente y 
adjuntar convenios vigente para proceder a recepción de partidas en visita a terreno Enero 2021. 


Quedo atento a comentarios y requerimientos, saludos. 


BRUNO BOGGIONI RIVERA 
Profesional DIPLAN 
División de Planificación y Desarrollo Regional 


BBR / bbr 


DISTRIBUCION: 

Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional 

CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional 

Jefe de Gabinete - Gabinete 

Jefe de División - División de Fomento e Industria 

LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes 

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional 
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